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Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych 


dla 


Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem. 


Rok 1885. Wydano i rozesłano dnia 20. Czerwea 1885. Część XII. 


Nr. 34. 
Us ta w a 
z dnia 13. Maja 1885, dotycząca regulacyi rzeki Nowego Brnia. 


Za zgodą Sejmu krajowego Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem rozporządzam, co następuje : 


§. 1. 


Regulacya rzeki Nowego Brnia na przestrzeni od granicy powiatu 
Tarnowskiego do ujścia do Wisły wraz z potokami: Rybnica, Lubaskirów, 
Zgórska, Jamnica, Upust, Nieczajka, Smęgorzowa, Brnik, Oleśnica i Wielo- 
pole do tej rzeki wpadajacymi, mająca się wykonać w siedmiu latach od 
r. 1885 do r. 1891 przez spółkę wodną, która winna być zawiązaną na 
podstawie $. 45 krajowej ustawy wodnej z dma 14. marca 1875 Dz. ust. 
i rozp. krajowych Nr. 38, uznaną zostaje za przedsiębiorstwo subweneyo- 
nowane z funduszu krajowego. 


© 


Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma projekt rządowy z r. 
1875, preliminujący koszta budowy na 425.481 zł. w. a.; upoważnia się jednak 
Wydział krajowy do poczynienia zmian w tym projekcie w porozumieniu 
z Rządem w granicach wymienionej sumy kosztorysowej. 


guii 


Do pokrycia kosztów regulacyi mają się przyczynić : 
a) Fundusz krajowy bezawrotnym zasiłkiem w wysokości trzydziestu 


procent preliminowanych kosztów ; 
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b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl $.6 p. 2 i $.4p. 2 

` 4a) ustawy. z dnia 80. czerwca 1884 Dz. u. p. N. 116, takimże 
bezzwretrym zasiłkiem w wysokości trzydziestu procent kosztów; 

c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, położonych w okręgu 
konkurencyjnym. który przez władze administracyjne oznaczonym 
będzie — resztę preliminowanych kosztów budowy, a to w myśl 
$. 66 krajowej ustawy wodnej z dnia 14. marca 1875 w stosun- 
ku oczekiwanych korzyści, albo w miarę wielkości niebezpieczeń- 
stwa, które ma być usuniętem, albo też, o ile na tej podstawie 
podziału kosztów uskutecznić nie można, według wartości tych 
gruntów i zakładów. 


$. 4. 


Zasiłki krajowe i rządowe, podobnie jak i prestacye uczestników 
spółki, uiszczane być mają w czasie budowy w równych siedmiu raiach 
rocznych z góry. 


$. 5. 


Koszta zarządu i utrzymania majacych się wykonać budowli, ponosić 
będą uczestnicy spółki wodnej w $. 3 pod c) wymienieni, w stosunku tamże 
podanym. 


8. 6. 


Wykonamie robót regulacyjnych i konserwacyjnych prowadzić będzie 
wydział spółki wodnej, złożony z członków wybranych przez gminy i ob- 
szary dworskie. 

Tak Rządowi jak i Wydziałowi krajowemu służy prawo wysyłania 
swych delegatów z głosem stanowczym do Wydziału spółki. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys ułoży Wy- 
dział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, które mieć będzie odpo- 
wiedni wpływ na tok spraw technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wykonywania tego wpływu, 
oraz co do ewentualnego bezpośredniego współudziału technicznych orga- 
nów rządowych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa, ułoży Wydział kra- 
jowy wspólnie z Namiestnictwem z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez wła- 
ściwe Ministerstwa. 
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Ak 
Wykonanie tej ustawy polecam Moim Ministrom rolnictwa, skarbu 


i spraw wewnętrznych. 


Schönbrunn, dnia 13. Maja 1885. 


Franciszek Józef w. r. 


Taaffe w. r. Falkenhayn w. r. Dunajewski w. r. 


Nr. 35. 
Wa śa w a 


z dnia 13. Maja 1885, dotycząca udzielenia pożyczki z funduszu 
krajowego spółce wodnej dla regulacyi odpływu wód między Wi- 
słoką a drogą krajową Dębicko-Tarnobrzeską. 


Za zgodą Sejmu krajowego Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem rozporządzam, co następuje : 


Er 


Regulacya odpływu wód między Wisłoką a drogą krajowa Dębicko- 
Tarnobrzeską ma być w r. 1885 przez zawiązaną w r. 1884 w tym celu 
spółkę wodną jako przedsiębiorstwo przez kraj subwencyonowane przepro- 
wadzoną. 


2. 


Za podstawę techniczną tej melioracyi służyć ma projekt zrewidowany 
w r. 1882 przez krajowe biuro melioracyjne, wedle którego koszta robót 
wynosza 35.000 zł. 


Ta 


Dla poparcia tego przedsiębiorstwa, które już otrzymało bezzwrotny 
zasiłek krajowy w kwocie 8000 zł. w.a. itakiż zasiłek państwowy w kwo- 
cie 6000 zł. w. a. przyznaje się rzeczonej spółce wodnej: 
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a) z funduszu krajowego cztero-procentowa pożyczkę w wysokości 
trzydziestu procent nie pokrytej reszty (21.000 zł.) preliminowa- 
nych kosztów, zwrotną w dziesięciu równych ratach rocznych, od 
1. Stycznia 1887 począwszy ; 

b) z państwowego funduszu melioracyjnego pożyczkę cezteroprocento- 
wą w takiejże wysokości, której warunki zwrotu określone będa 
w drodze administracyjnej. 


SZ 


Koszta zarządu i utrzymania majacych się wykonać budowli, ponosić 
będą uczestnicy spółki wodnej w $. 1. wymienionej. 


$. 5. 


Wykonanie robót regulacyjnych i konserwacyjnych prowadzić będzie 
Wydział spółki wodnej, złożony z członków wybrany przez gminy i obszary 
dworskie. 

Tak Rządowi jak i Wydziałowi krajowemu służy prawo wysyłania 
swych delegatów z głosem stanowczym do wydziału spółki. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczay kosztorys ułoży Wy- 
dział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, które mieć będzie odpo- 
wiedni wpływ na tok spraw technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wykonywania tego wpływu, 
oraz co do ewentualnego bezpośredniego współudziału technicznych orga- 
nów rządowych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa, ułoży Wydział kra- 
jowy wspólnie z Namiestnictwem z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez wła- 
ściwe Ministerstwa. 


$. 6. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa, skarbu 
i spraw wewnętrznych, 


Schönbrunn, dnia 13. maja 1885. 


Franciszek Józef w. r. 


Taaffe w. r. Falkenhayn w. r. Dunajewski w. r. 


